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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 581 

30 Οκτωβρίου 2015 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Αριθμ. οικ. 39977 

Ο Δήμος Περιστεριού διακηρύσσει ότι: 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστε¬ 
ριού διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την 
ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ /15» 
με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 
146.341,15 € προ Φ.Π.Α. 23%. Ο Φ.Π.Α επιβαρύνει τον Κύ¬ 
ριο του έργου. 

Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκε σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 259/17-09-2015 (ΑΔΑ:ΨΠ68ΩΞ2-ΠΝΧ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η έγκριση της 
πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 486/07-10-2015 (ΑΔΑ: 
7Υ07ΩΞ2-619) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,Έντυπο Οι¬ 
κονομικής Προσφοράς, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ..) 
από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - 
Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων, οδός Δημοσθέ¬ 
νους 11-13, μέχρι και την Πέμπτη, 12/11/2015. 

Επιπλέον, η μελέτη καθώς και οι Όροι της Διακή¬ 
ρυξης βρίσκονται αναρτημένα στο είίθ του Δήμου 
νννννν. ρθπεΐθπ.ρΓ -> Ανοιχτή Διακυβέρνηση -> Διαγω¬ 
νισμοί Προμηθειών. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
αναθεωρημένο πρότυπο τεύχος διακήρυξης δημοσίων 
έργων, τύπου Β της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Πληροφορίες: Ιωάννης Ζουγανέλης τηλ.: 210-57.01.547. 

Οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την αναπαραγωγή 
των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Διεύθυν¬ 
ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστεριού, στο 
Περιστέρι, στις 17-11-2015 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης 
προθεσμίας υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ. στα 
Γ ραφεία του Τμήματος Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 
του Δήμου Περιστεριού, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού, και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης με έλεγχο 
ομαλότητας του άρθρου 6 του ΚΔΕ. 


Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00π.μ.) Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ του 
Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. για την κάλυψη των διαφόρων 
κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους 
της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμε¬ 
τοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα 







4626 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για 
την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο 
να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί 
λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής 
της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία ερ¬ 
γασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν 
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολο¬ 
γισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες Εργ. Επ., με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 2.926,82 €, και ισχύ¬ 
ος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξη 6 μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των προφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Δήμου Περι¬ 
στεριού. 

7. Δεν χορηγείται προκαταβολή. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Περιστεριού). 

9. Το έργο αφορά στην ανακατασκευή και συντήρηση 
των πεζοδρομίων σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους 
του Δήμου Περιστεριού. 

Περιστέρι, 26 Οκτωβρίου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 


Αριθμ. οικ. 39979 

Ο Δήμος Περιστεριού διακηρύσσει ότι: 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστε¬ 
ριού διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την 
ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛ- 
ΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ 2ης και 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗ¬ 
ΤΑΣ /15» με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό 
των 292.683,22 € προ Φ.Π.Α. 23%. Ο Φ.Π.Α επιβαρύνει 
τον Κύριο του έργου. 

Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκε σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 260/17-09-2015 (ΑΔΑ: 6ΔΡΠΩΞ2-ΡΙΦ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η έγκριση της 
πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 485/07-10-2015 (ΑΔΑ: 
7ΧΑΨΩΞ2-Γ3Κ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,Έντυπο Οικο¬ 
νομικής Προσφοράς, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από 
την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα 
Μελετών και ΕκτέλεσηςΈργων, οδός Δημοσθένους 11-13, 
μέχρι και την Πέμπτη, 05/11/2015. 


Επιπλέον, η μελέτη καθώς και οι Οροι της Διακή¬ 
ρυξης βρίσκονται αναρτημένα στο είΐθ του Δήμου 
νννννν. ρβΠ5ΐθπ.ς)ΐ· -> Ανοιχτή Διακυβέρνηση -> Διαγω¬ 
νισμοί Προμηθειών. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
αναθεωρημένο πρότυπο τεύχος διακήρυξης δημοσίων 
έργων, τύπου Β της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Πληροφορίες: Ιωάννης Ζουγανέλης τηλ.: 210-57.01.547 

Οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την αναπαραγωγή 
των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Διεύθυν¬ 
ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστεριού, στο 
Περιστέρι, στις 10/11/2015 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης 
προθεσμίας υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ. στα 
Γραφεία του Τμήματος Μελετών και ΕκτέλεσηςΈργων 
του Δήμου Περιστεριού, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού, και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.) Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ του 
Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. για την κάλυψη των διαφόρων 
κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους 
της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμε- 
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τοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα 
προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για 
την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο 
να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί 
λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής 
της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία ερ¬ 
γασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν 
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολο¬ 
γισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες Εργ. Επ., με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 5.853,66 €, και 
ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι εννέα 9 μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής των προφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Δήμου Περι¬ 
στεριού. 

7. Δεν χορηγείται προκαταβολή. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπ. Δήμου 
Περιστεριού). 

9. Το έργο αφορά στην συντήρηση ασφαλτικών τα¬ 
πήτων σε δρόμους του Δήμου Περιστεριού. 

Περιστέρι, 26 Οκτωβρίου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

Αριθμ. 2738 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εται¬ 
ρεία ΟΤΑ ανακοινώνει ότι την 17-11-2015 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11:00, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (Λεω- 
νίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300), θα διενεργηθεί πρόχειρος 
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά σε ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης 
είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00€) συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του ΦΠΑ, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘ¬ 
ΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», Υποέργο 2 της Πράξης: «ΕΚΣΥΓ¬ 
ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», ενταγμένης 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ- 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» , με ΑΡ. ΜΙ3 453561 ΚΑΙ 
ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2013ΕΠ02680075. 

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου 
εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών για την παρασκευή 
γευμάτων των παιδιών καθώς και για την οργάνωση των 
αποθηκών του Σταθμού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 


να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητού¬ 
μενων ειδών, άλλως η προσφορά τους θα απορριφθεί 
ως απαράδεκτη. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του 
Πρόχειρου Διαγωνισμού, όπως αυτοί αναρτήθηκαν στην 
ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (νννννν.ραιτιοηαε.ςιι·) 
αντίγραφο των οποίων χορηγείται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την Αναθέτουσα Αρχή (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡ¬ 
ΝΩΝΑ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο 
Κυνουρίας Τ.Κ. 22300, Τηλ. 27570 22807, Ραχ: 27570 22246, 
Θ-πιαίΙ: Ιγ@ρ3Γηοπ35·9Γ, Πληροφορίες: Τριτάκη Μαρίνα) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη και τα 
παραρτήματά της, μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, από τα 
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθμ. 6167 

1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ¬ 
ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό σύμφωνα με τον ΚΔΕ για την ανάθεση του 
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ - Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016» με προϋπολογισμό 486.539,11 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται 
από τις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋ¬ 
πολογισμό 391.060,26 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και 
Ο.Ε., απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (έντυπο οικονομικής 
προσφοράς και ΟΩ με τα τεύχη δημοπράτησης) από 
τα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) οδός Μεγίστης Λαύ¬ 
ρας 15, Μουρνιές, Χανιά Τ.Κ. 73300, μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 1:30μ.μ. με την καταβολή 
ποσού δέκα (10) ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συ¬ 
νταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28210 
36240, ΡΑΧ επικοινωνίας 28210 36288, αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος για επικοινωνία Βλησίδη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (οδός Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, Χανιά 
Τ.Κ. 73300), την ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 
6 του ΚΔΕ. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές 

4.α1. Ημεδαπές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1ης τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

4.α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
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τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

4.α2. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

4. β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.911,21 ευρώ, 
που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), με ισχύ 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημε¬ 
ρομηνία δημοπράτησης, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 23 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους κατά 
την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της 
Δ.Ε.Υ.Α. Χανιών. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Χανιά, 27 Οκτωβρίου 2015 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

Αριθμ. 7722 

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, λαμβάνοντας υπόψη 
την υπ’ αριθμ. 169/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 
Βορείων Τζουμέρκων, διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προ¬ 
μήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου 
κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) οικονομικού έτους 
2016» για τις ανάγκες του Δήμου Βορείων Τζουμέρ¬ 
κων και των φορέων που εποπτεύονται απ’ αυτόν, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία 
θα δοθεί ως ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου της 
εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, 
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την 
συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου 
θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα 
παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χα¬ 
ρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, 
πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη), συνολικού 
προϋπολογισμού 138.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 


Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυα- 
κής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙόθυε.ρον.ρΓ του συστήματος. Ως 
ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 
20-11-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 και ως κα¬ 
ταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 23-11-2015, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρα 15:00, όπως 
προσδιορίζεται στους εγκεκριμένους με την υπ’ αριθμ. 
123/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δή¬ 
μου όρους της Διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% 
επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., και 
ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα 
τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (€2.243,90). 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων 
στο τηλέφωνο 2659360224 - Γ ραφείο Προμηθειών. 


Πράμαντα, 27 Οκτωβρίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

Αριθμ. 11681/27-10-2015 


Ο Δήμος Γορτυνίας διακηρύττει ότι την 24 του μη¬ 
νάς Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα Δημητσάνας, θα διεξαχθεί ανοιχτή Δημοπρασία 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/ 2008, 
Ν. 3263/2004, Ν. 3212/2003, Ν. 2940/2001, Ν. 2372/1996, 
Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994 τις διατάξεις του Π.δ. 334/ 
2000, Π.δ. 609/1985, Π.δ. 210/1997 κ.α. όπως τροποποιή¬ 
θηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗ- 
ΜΗΤΣΑΝΑΣ» και ο Κωδικός Προγράμματος του έργου 
είναι 14104321901/92.7.3. Ο προϋπολογισμός των δημο- 
πρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη 
με αριθμό θεώρησης 154/2015 Α.Δ.Σ. αναλύεται ως εξής: 


Δαπάνη εργασιών: 

Γ ενικά έξοδα και όφελος 
εργολάβου (ΓΕ και ΟΕ) 18%: 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%): 
ΣΥΝΟΛΟ (Δημοπρατούμενο 
αντικείμενο): 

Αναθεώρηση: 

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (23%): 
ΣΥΝΟΛΟ: 


188.125,16 βυΐΌ 

33.862,53 βυΐΌ 
33.298,15 βυΐΌ 

255.285,84 βυΐΌ 
0,00 βυΐΌ 
58.715,74 βυΐΌ 
314.001,59 θυΐΌ 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα¬ 
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δια¬ 
κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
της Τεχνικής Υπηρεσίας (Λαγκάδια Γορτυνίας) μέχρι 
και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 ή να λάβουν γνώση 
από το είΐθ του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
νννννν.ροΓίγηία.ρον.ρΓ. Η Διακήρυξη του έργου έχει συντα- 
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χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
Υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν σε έργα κατηγορίας: Α2 και άνω ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 και άνω ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας) και Α1 και άνω ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια 
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 24 του ΚΔΕ, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, 
που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογι¬ 


σμού της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 
5.106,00 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται 
στον κύριο του έργου Δήμο Γορτυνίας και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δε¬ 
κτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 
30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 
24 παρ. 2 και 3 του ΚΔΕ, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι 30-06-2016. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του άρθρου 
24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα 6 μηνών από την ημε¬ 
ρομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα Δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε ΤΡΕΙΣ (03) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογρα¬ 
φής της σύμβασης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
«Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» (14104321901/92.7.3) 
με ποσό 80.000,00€ και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με ποσό 
234.001,59€, και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέ- 
πονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/1993 
(Φ.Ε.Κ. 137Α724-8-1993) καθώς και της κράτησης ύψους 
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανε¬ 
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το 
αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 10 εδάφιο α του άρ. 25 
Ν. 3614/2007, όπως προστέθηκε με την παρ. 3, αρ. 242. 
Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 82). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γ ορτυνίας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Γ ορτυνίας, αρμόδια υπάλ¬ 
ληλος Γεωργία Μονοκρούσου, τηλ. 2795360508, Δημή- 
τριος Κουτσιάδης 2795360515 και Γεώργιος Παπαπέτρου 
27953-60514. 

Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Η Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης Αποχέτευσης Αγίου 
Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 500.000,00 € 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23 %). 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με 
προϋπολογισμό 500.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης της, θα βρίσκονται 
στην διάθεση των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση νννννν.όθγεεπ.ςΓ μέχρι την 12η Νοεμβρίου 2015 
και ώρα 15:00. Διευκρινήσεις δίδονται από την Τεχνι¬ 
κή Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. από τον Μανώλη Κανα- 
βό, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Λατούς 8, 72100 
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Αγ. Νικόλαος, τηλ· 2841091218, Ραχ: 2841091216), βιτιαίΙ: 
όθγ33η.Ιγ@9πη3ίΙ.οοηη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο υπόδειγμα τύπου Β. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. 
Αγίου Νικολάου, την 17η του μήνα Νοεμβρίου 2015 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, (λήξη επίδοσης προσφορών) 
από την αρμόδια επιτροπή. Αν για οποιοδήποτε λόγο 
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημε¬ 
ρομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα 
καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύ¬ 
στημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 
6 του Ν. 3669/2008. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) Διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία 
όπως περιγράφονται στα άρθρα της αναλυτικής δι¬ 
ακήρυξης, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις: 1η και 
άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
β) Διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό¬ 
σον είναι εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας 
ή ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δα¬ 
νείων ύψους 10.000,00 € που θα απευθύνεται προς τη 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου 
Νικολάου και ισχύος τουλάχιστον εννέα μηνών και 30 
ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μηνών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της 
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλε¬ 
σμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δημοτι¬ 
κής ΕπιχείρησηςΎδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου. 

Αγιος Νικόλαος, 27 Οκτωβρίου 2015 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΜΜ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 

Αριθμ. 15825 

Ο Δήμος Αίγινας διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτού 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλε¬ 
ση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες 
στην περιοχή του Δήμου Αίγινας», προϋπολογισμού 
186.991,87 € πλέον του ΦΠΑ (κατηγορίας Οδοποιίας). 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 


Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015 
και ώρα 10:00' π.μ (ώρα λήξης της υποβολής προσφο¬ 
ρών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στα 
γραφεία του Δήμου Αίγινας, οδός Οινώνης 3. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού μέχρι την Πέμπτη 12-11-2015. 

Η δημοπρασία θα γίνει με διαγωνισμό μεταξύ εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων με έντυπο προσφοράς κατά το 
σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 
του ΚΔΕ (Ν. 3669/2008). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης που αποτελεί την αφετηρία όλων των 
προθεσμιών. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή ύψους 
3.739,84 €, δηλαδή ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης του δημοπρατούμενου έργου χωρίς ΦΠΑ και 
κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
23 και 27 του Π.δ. 609/1985 και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 
μέχρι 16-6-2016. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. 

β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Προερ¬ 
χόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό¬ 
σον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και 
σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες 
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Προερ¬ 
χόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 
του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
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συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, 
στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν 
επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης 
και της κοινοπραξίας. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

στ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η προσφορά του διαγωνιζόμενου θα γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 


Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις καθώς 
και τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ¬ 
νονται στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας (Τηλ. 
22973-20060) ή στο Γ ραφείο της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου (Τηλ. 22973-20032, 20019, 20051) τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να τα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του 
Δήμου νννννν.αθρίηα.ρΓ. 

Αίγινα, 27 Οκτωβρίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιρή ΡΥΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-τοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ,Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν. 61 . 91 ·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Η11ρ://νννννν.β1.9ΐ' - β-ηιαϊΙ: ννβόηΐ35ίβι·.βΙ@βί.9ΐ· 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08=00 ΜΕΧΡΙ 13=30 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΤΑΧ 210 52 21 004 

* 1 20058 130101 50008 * - 












































































